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Zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 13 
marca 1948 r. w sprawie zasad przeprowadzania 
rewizji cen. 


$ 1. 


Zarządzenie niniejsze reguluje zasady prze- 
prowadzania rewizji cen robót zlecanych przez 
wszystkie organa podległe Ministrowi Komu- 
nikacji i dotyczy robót budynkowych, instala- 
cyjnych i inżynierskich. 


a 


b 2 


1. Roboty budynkowe i instalacyjne obej- 
mują wszelkie roboty w budynkach i dla po- 
trzeb tych budynków. 

2. Roboty inżynierskie obejmują roboty 
mostowe, drogowo - kołowe, drogowo - kolejo- 
we, drogowo - wodne, budowy zakładów wod- 
nych i zbiorników wodnych oraz wszystkie in- 
ne terenowe prace techniczne. 


$ 3. ` 


Rewizja cen moze nastapié tylko na sku- 
tek Pisemnego wystąpienia jednej ze stron (zle- 
ceniodawcy lub przedsiębiorcy). 


$ 4. 
Podstawa do wystepowania o rewizje cen 
umownych moga byé: 


1) zmiana stawek płac w obowiązujących, 
umowach zbiorowych; 
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2) zmiany cen materiat6w ustalone przez 
właściwe władze; 


3) wydanie ustaw socjalnych, skarbowych 
i innych wpływających za zmianę ge- 
neraliów; 


4) zmiany taryf przewozowych. 


SW: 


1. Rewizja cen może nastąpić, o ile zmia- 
ny składników wymienionych w $ 4 zajdą po- 
między datą odbycia przetargu, a umownym 
terminem ukończenia robót lub terminem odro- 
czonym bez winy wykonującego roboty oraz o 
ile przebieg robót jest zgodny z zatwierdzonym 
harmonogramem. 


2. Zmiany składników wymienionych w 
$ 4, które zaszły po ukończeniu robót (w okre- 
sie gwarancyjnym) nie mogą stanowić podsta- 
wy do rewizji cen. 

3. W stosunku do robót oddawanych z 
wolnej ręki, które zostały podjęte na podstawie 
zwykłego zlecenia, a formalna umowa została 
zawarta w terminie późniejszym, za datę prze- 
widzianą w ust. 1 należy uważać datę faktycz- 
nego zlecenia robót. 


$ 6. 


Za podstawę do rewizji cen należy brać 
zawsze umowę, ustalając każdorazowo wartość 
robót wykonaną przed zwyżką cen. 


S$ db 


1. “W kosztorysie umownym, służącym za 
podstawę do rewizji cen wymagany jest szcze- 
gółowy podział cen na materiały i robociznę. 
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2. Podział, o którym mowa w ust. 1 winien 
być zastosowany w obrębie każdej pozycji 
kosztorysu umownego. 

3. Jeżeli. w kosztorysie umownym stosu- 
nek poszczególnych cen na materiały i robociz- 
nę nie odpowiada stosunkowi przyjetemu w 
kosztorysie urzędowym za podstawę do rewi- 
zji cen służy stosunek przyjęty w kosztorysie 
urzędowym. 

4. Postanowienie ustępu poprzedniego nie 
ma zastosowania, jeżeli różnica wynosi nie wię- 
cej niż 10% cen kosztorysu urzędowego. 


$ 8. 


Jeżeli w zawartych już umowach brak 
kosztorysów umownych z podziałem na robo- 
ciznę i materiały to: 

1) w stosunku do robót inżynierskich na- 
leży przeprowadzić go według podziału 
zastosowanego w kosztorysach urzędo- 
wych odnośnych robót; 

2) w stosunku do robót budynkowych i in- 
stalacyjnych podział ten należy prze- 
prowadzić według załącznika Nr 1. 
tabela 1. i 


deo 


Rewizje cen nalezy w zasadzie przeprowa- 
dzać metodą syntetyczną to znaczy przy za- 
stosowaniu współczynników zwyżek cen usta- 
lonych zarówno dla materiałów, jak i robociz- 
ny poszczególnych kategorii robót według za- 
łączników Nr 1 tabela 2,3,4 i 4a dla materia- 
łów, Nr 2 tabela 1 i 2 dla robocizny. 


$ 10. 


1. Współczynniki zwyżek cen na materia- 
ły podane w załącznikach Nr 1, tabela 2,3,4, i 
4a, mają zastosowanie wówczas, gdy przed- 
siębiorca wykonuje roboty z materiałów włas- 
nych. 

2. Jeżeli część zasadniczych materiałów 
(np. drzewo, cement, żelazo) dostarcza zlece- 
niodawca, należy: stosować współczynnik obli- 
czony według wzoru podanego w załączniku 
INES. 


$ „ile 


1. Na żądanie jednej ze stron rewizja cen 
będzie przeprowadzona melodą analityczną w 
następujących przypadkach: 

1) gdy kosztorys umowny został sporzą- 
dzony na podstawie analizy dołączonej 
do umowy; 

2) gdy powierzenie robót nastąpiło po ce- 

` nach wyższych niż przewidziane w 
kosztorysie urzędowym; 

3) gdy chodzi o rewizję cen materiałów 
przy robotach dróg i mostów na drogach 
kołowych oraz przy masowych robotach 
wodnych. 


2. Przy rewizji cen materiałów użyty: 
do robót wykonywanych na drogach kołowych 
(ust. 1 pkt. 3) dopłata równa sie rzeczywistej, 
udowodnionej różnicy kosztów zakupu loco 
wytwórnia z uwzglednieniem generaliów przy- 
jętych dla dopłat, według załącznika Nr 4 ta- 
bela 1, 2 i 3 oraz załącznika Nr 5. 


WIZ 


Przy przeprowadzaniu rewizji cen metodą 
analityczną należy stosować generalia według 
załącznika Nr 4 tabele 1, 2 i 3 oraz załącznika 
Nr 5. 


$ 13. 


W stosunku do przedsiębiorstw panstwo- 
wych i Społecznego Przedsiębiorstwa Budowla- 
nego należy przyjąć następujący tryb postepo- 
wania, jeżeli wystąpią o przyznanie im wyż- 
szych współczynników niż ustalone: 

1) przeprowadza się tymczasowo rewizje 
cen w trakcie trwania robót według u- 
stalonych współczynników i dokonuje 
dopłat; 

2) po ukończeniu robót przedsiębiorstwo 
przedstawia rzeczywistą ilość robotni- 
ko-godzin wszystkich kategorii na pod- 
stawie dziennika budowy lub list płacy, 
przy czym ilości i kategorie te muszą 
odpowiadać normom przyjętym dla od- 
powiednich robót; 

3) przedstawione ilości należy przeliczyć 
najpierw według cen obowiązujących 
"przed rewizja a następnie po rewizji; 
porównując wyniki przeliczeń otrzyma 
się współczynnik wzrostu cen, na pod- 
stawie którego należy przeprowadzić 
ostateczną rewizję cen. 


4 


= 


$ 14. 


Przy zawieraniu umów zleceniodawca obo- 
wiązany jest zamieścić w umowie klauzulę o 
dopuszczalności rewizji cen wviacznie na za- 
sadach ustalonych niniejszym zarządzeniem. 


SAIS 


1. Ustala sie nastepujace kompetencje 

do zatwierdzania wniosków o rewizje cen: 

1) dyrektorzy departamentów M. K. do 20 
miliońów zł; 

2) dyrektorzy kolei państwowych, dróg 
wodnych. zarządów odbudowy k. 
p. okręgowych zarządów budowy mo- 
stów drogowych, dyrektor odbudowy 
W. W. K. oraz naczelnicy wydziałów: 
komunikacyjnych w urzędach woje- 
wódzkich do 5 milionów zł z zastrzeże- 
niem, że w przypadku stosowania meto- 
dy analitycznej rewizje cen, przekracza- 
jące 1.500.000 zł należy przedkiadać do 
wiadomości Miuisterstku Komunikacji, 
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„2. Kompetencje ustalone w ustepie po- 
przednim sa niezalezne od kompetencji ustalo- 
nych do zawierania umów na dostawy i ro- 
boty. 


$ 16. 


Wnioski o zatwierdzenie rewizji cen tech- 
niczno - fachowe komórki zleceniodawcze obo- 
wiazane sa przed przedtozeniem do zatwierdze- 
nia uzgodnié z wiasciwymi komórkami finan- 
sowymi i prawnvmi. 


a 


Przy rewidowaniu cen robót optaconych z 
gory zaliczka ustala sie nastepujacy tryb po- 
stepowania: 

1) przyjmuje sie, ze z sumy udzielonej za- 
liczki przedsiębiorca prywatny otrzy- 
mał za organizację robót: 

a) budynkowych i instalacyjnych — 
kwotę do wysokości 7,5% sumy 
kosztorysu umownego, 


b) inżynierskich — kwotę do wysoko- 
ści 10% sumy kosztorysu umowne- 
80; 


2) z sumy udzielonej zaliczki przedsię- 
biorstwo państwowe otrzymało na or- 
ganizację robót kwotę do wysokości 
15% sumy kosztorysu umownego; 

3) część zaliczki pozostałą po odjęciu kwot 
przeznaczonych na organizacje robót 
zalicza się na zakup materiałów. 


$ 18. 


1. Rachunki za robociznę do wysokości 
części zaliczki, przyznanej na organizację ro- 
bót, nie podlegają rewizji cen. 

2. Nie podlega również rewizji cen koszt 
materiałów w wysokości części zaliczki prze- 
znaczonej na zakup materiałów z wyjątkiem 
przypadku, gdy zaliczki były rozchodowane na 
zakup materiałów w instytucjach państwowych 
a ceny materiałów uległy zwyżce przy dosta- 
wie, 

3. Sposób przeliczenia dopłat z wyłącze- 
niem zaliczki podany jest w załączniku Nr 6 — 
wzory 1i2. 


P LEJ 


W przypadku gdy udzielona zaliczka po- 
krywa zarówno koszty organizacji robót jak i 
koszty materiałów i nie zostanie wyczerpana 
do momentu zwyżki cen to pozostała reszta za- 
liczki będzie traktowana jako zaliczka na robo- 
ciznę i podlega rewizji. 


$ 20. 


Zarządzenie niniejsze nie ma zastosowania: 

1) do umów już zawartych, w których po- 
dano odmienne zasady przeprowadzenia 
rewizji cen; 

2) do umów, co do których rewizja cen zo- 
stała już przeprowadzona. 


= 


$ 21. 


Zarządzenie niniejsze: wchodzi w życie z 

dniem ogłoszenia. 

Równocześnie tracą moc obowiązującą: 

1) zasady przeprowadzania rewizji cen u- 
mownych robót obowiązujące w resor- 
cie Ministerstwa Komunikacji z dnia 23 
sierpnia 1947 r. Nr V-4-508-4-47; 

2) zasady przeprowadzania rewizji cen u- 
mownych w zakresie działania Departa- 
mentu Dróg Kołowych z dnia 23 stycz- 
nia 1947 r. Nr IX-2-01-92-46; 
oraz wszelkie wydane zarządzenia i o- 
kólniki w zakresie uregulowanym ni- 
niejszym zarządzeniem. 

Nr I. 1-0-27-48. 


Załącznik Nr 1. 


do zarządzenia Ministra Komuni- 
kacji z dnia 13 marca 1948 r. 


TABELE 


dia obliczania rewizji cen materiałów za pomo- 
cą współczynników metodą syntetyczną dla 
poszczególnych działów robót. 


Dla działów robót inżynierskich nie wy- 
mienionych w poniższych tabelach należy usta- 
lać zwyzke cen na materiały metodą anali- 
tyczną. 

1) W wypadku, gdy kosztorysy umowne 
nie są rozbite na materiały i robociznę 
wówczas odnośny podział przeprowadza 
się według tabeli 1 


Tabela 1. 


Koszł materjału Íw 


L.p. Rodzaj robót stosunku do całości 
koszłu w % 
1. Murarskie dE ; á ; o OU 
2. Posadzkowe : 70) 
3. Betonowe i żelbetonowe. rie OO) 
4. Tynkowe bi Á 225 
TE Giesrelskies ta AGS 
6. Stolarskie 4 rage m] SIE) 
7. Kowalskie i ślusarskie neea aA S 
8. Malarskie Men (3 TA RI 
9. Szklarskie ; 70 
10. Blacharskie, krycie dachów bla- 
cha á A nt ROS 

11. Krycie dachów dachówka PK 23 
12. Krycie dachów papa Zr) AK MAS 
13. Zdunskie a se 
14. Różne drobne w: . 70 
15. Wodociagowo - kanalizacyjne 31.1652 
16. Gazowe . . ; ) pa 60 
17. Centralne Ogrzewanie l TS GO 
18. #.GwOAKOLIOWE Me TY 5 
19. Elektryczne . . 65 


2) Za podstawę do sale Edwa zi bie- 
rze sie koszt materialów dla danego ro- 
dzaju robót wg. tabeli 2, 3 i 4. 
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Tabela 2. 


Podwyżka cen może dotyczyć tylko robót 
lub części robót wykonanych od 1.VI. 46 r. na 
podstawie umów zawartych.do 30.IV. 46 r. 


Współczynnik 


L.p Rodzaj robót podwyzki dla 
: małeriałów 
1 Murarskig a. 1,27 
2. Posadzkowe ; 1,18 
3. Betonowe i tn we 1,28 
4. Tynkowe È aa FEB Li 
5. Ciesielskie . í Fs y i UR 
6. Stolarskie : 1,18 
7. Kowalskie i Sl A 1,60 
8. Malarskie 1.05 
9. Szklarskie f Am ; : 112 
10. Blacharskie, krycie dachów 
lalli NS. È è 1,43 
11. Krycie dachów dachówką 3:7. mi 
12. oKrycie dachów pape w. W en le 
ERI o 5 
14. Zduńskie . . yo Me 
15. Wodociagowo - kanalizacyjne i 01526 
16. Gazowe ; 5 Ą È 1,30 
17. Centralne ogrzewanie "ZA 22 
lo kol senta Ta =l,28 
19. Elektryczne *) . . . , , 1,10 
Uwa ga") obejmuje jedynie podwyzke cen 
kabli, rurek  bergmanowskich, 
przewodów, (nie zaistniała w o- 


kresie powyższym zwyżka na o- 
sprzęt i drobne materiały instala- 
cyjne). 
W tabeli 2 uwzględniono zwyżki powstałe 
w okresie od 1.IV. do 1.VI. 1946 r. 


Tabela 3. 


Dla robót wykonanych od 1.X. 46 r. na pod- 
stawie umów zawartych do 30 czerwca 1946 r. 


Współczynnik 


L.p. Rodzaj robół podwyżki dla 
materiałów 
1. Murarskie . . . 1,08 
2. Posadzkowe (terrakota, ‘lastrica 
i klepka dębowa) . . . 1.4 
3. Betonowe i zelbetonowe . . 1,26 
4. „Tynkowe w wi ae rasta i T27 
5. BCIESIEISKIETN IPN. cu ær 1,06 
6. Stolarskie A 1,06 
7. Kowalskie i E RE ; 1,09 
@ Malarskie ein -. * 42. «7%. 3 1.13 
9. Szklarskie : NERE „ 1,00 
10. Blacharskie, krycie dachów 
blachą 1,00 
11. Krycie dachów dachówką . 1,03 
12. Krycie dachów papa . . . 1,20 
13. Zduńskie 1,17 
14. Wodociagowo - kanalizacyjne . 1.24 
15. Gazowe á ; 9% 1,29 


16. Centralne ogrzewanie | 7. uł. T 
17. Elektryczne e a Ą 1.27 

W tabeli 3 nane zwyżki po- 
wstałe w okresie od 1.VI. do 1.X, 46 r. 


Tabela 4. 


Dla robét wykonanych od 1.IV. 47 r. na 
podstawie umów zawartych do dnia 10 marca 
1947 tr. 


ici ne. i IO OE a. 


Współczynnik 


|. fò. Rodzaj robót podwyżki dia 
W materiałów. 
Murarskie We. ię 1,30 
2. a) Posadzkowe z terrakoty a ZAN 
b) Posadzkowe z klepki debo- 
wej ; á 3 1,86 
3, Betonowe i żelbetonowe su 50 
kv s 4 4--,, 5 
5. Ciesielskie A i pra Wi 
6. Stolarskie . . Ey rS 
7. Kowalskie i ślusarskie W AK: 1.51 
6. „aji malarskie” et e BS 
q +b) malarskie klejowe AE APS le 
9. Szklarskie . È f á i 822735 
10. Blacharskie, krycie dachów 
blachą 7 ; 2,20 
11. Krycie dachów dachówką MN 1758 
12. Krycie dachów papa . . . 1,6 
13. Zdunskie A á r a 1,41 


W tabeli 4 RNN są zwyżki po- 
wstałe w okresie od 1.X. 1946 r. do 1.IV. 1947 r, 


Tabela 4a. 


Dla robót wykonanych od 1.V. 1947 r. na 
podstawie umów zawartych do 1.IV. 1947 r. 


a) przy robotach wodociąg.-kanaliz. 1.51 


b) przy robotach gazowych 1,42 
c) przy robotach centraln. ogrzew. 1,38 
T————A 
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Załącznik Nr 2. 


do zarzadzenia Ministra Komu- 
nikacii z dnia 13 marca 1948 r. 


Tabele dla obliczania rewizji cen robocizny za pomocą współczynników metodą syntetycz- 
ną dla robót budynkowych, instalacyjnych oraz inżynierskich z podziałem na województwa, miej- 
scowości i okresy wykonywania robót. 


TABELA 1. 


Współczynniki zwyżek cen umownych robocizny należy stosować do robót wykonanych 
po datach wejścia w życie układów zbiorowych na podstawie umów opartych na przetargach odby- 
tych do dnia podwyżki. 


Współczynniki podwyżki kosztów 


SÉ AN robocizny 
1 W 3 po 
Roboty inzy- | Roboty stalowe 
Wyszczególnienie :Roboty budyn- | nierskie za | (Warsztatowe i 
nt Fè montażowe] cie- 
kowe i insta- | |?!1 sielskie żelazo 
| bót wyszcze- | bełonowe (nie do 
lacyjne | gólnionych w | tyczy fo robót be- 
rubryce 3. tonowych.) 
Województwo Warszawskie od 1.XII.46 r. 
m. st. Warszawa o. . R PJ ANÉ Ya 1.125 1.15 1.15 
Województwo Gdańskie od 16.XII.46 r. . : 1.069 1.10 | 1.10 
Woiewództwo Szczecińskie od 16.XII.46 r. 
a) m. Szczecin, Kamień i Kołobrzeg, powiaty 
Koszalin, Zagórze, Uchań, Wołyń Nowo- | | 
gródzki, Gryfin, Chojn'ce nad Odrą "UK 1.061 | 1.08 | 1.08 
b) pozostałe rejony województwa ASY G 1.087 | 1.10 | 1.10 
4. | Województwo Pomorskie od 1.1.47 r. . 1.10 |= 5 | 1.10 
5. | Województwo Łódzkie od 15.XIL46 r. . » 
akit sŁódz eS zag "s mL UGA 1.119 | 1.16 | 1.16 
b) pozostałe rejony województwa 1518) | 1.18 | 1.18 
li | 
6. | Województwo Poznańskie od 22.X1.46 r. 1.325 | 1.35 | 1.40 
7. | «Województwo Śląskie od 1.XIL46 r.. . . . Lt 46590 
| 
TABELA 2. 
Współczynniki zwyżek cen umownych robocizny. Należy stosować do robót wykonywa- 
nych po 1 maja 1947 r. na podstawie umów opartych na przetargach odbytych do dnia 30.IV.1947 r. 
ER „Wał W ON akont Kif YE oj wą"! RATTI St I To dj fa ać 
1. | Województwo Warszawskie | 
a) Gi SĘ Wasa Tn al 1.35 | 1.35 
b) powiaty: warszawski, radzymiński, ma- | 
kowski, pułtuski, pszasnyski, ostrowsko- 
mazowiecki, ostrołęcki, rejon masta War- | 
ki, pow. grójeckiego (gmina Czersk, Kona- : 
ry i m. Warka) m. Grodzisk i Żyrardów . | 1.40 1.45 1.45 
c) pozostałe rejony województwa warszaw- | 
gee 25 SS, ia FR CUT 1 45 1.50 1.50 


"a 
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Współczynniki podwyżki kosztów 


robocizny 
la 1 2 3 LE gl 
Roboły inży- | Roboty stalowe 
L.p. Wyszczególnienie Roboty budyn- | nierskie za | (wgrsztatowe i 
T wyjątkiem ro- | montażowe; cie- 
kowe i insta- LA | sielskie i żelazo 
bót wyszcze- | betonowe (nie do 
lacyine gólnionych w | tyczyto robót be~ 
rubryce 3. | tonowych.) 
2. | Województwo Lubelskie . . . . . . . 1.26 1.30 1.30 
3. | Województwo Krakowskie 
ajan Kraków ME oe o, 1755 1.65 1.60 
b) powiaty died i bieléki “PWE 1.45 1655 1.50 
c) pozostałe rejony województwa rn 
skiepo ci a a I RPA. 1.40 1.50 1.45 
4, | Wojew6dztwo Kieleckie. . . . . . . . 1.45 1.50 1.40 
| „5, | Woiewództwo Białostockie . . . . . .. 1.45 1.55 1.55 
gó. | Woiewództwo Gdańskie 


= -© a) m. Gdańsk, Sopot, Gdynia oraz powiaty 
Gdański i Morski 
b) pozostałe rejony województwa das ae 


„55 1.55 
45 1.45 


z EL 
= a 
© © 
a ee 


7. | Woiewództwo Szczecińskie 
a) m. Szczecin, Kamień i Kołobrzeg . . . 1. 45 1.50 1:50 

b) powiaty Koszalin, Zagórze, Uchań, Wołyń 
Nowogródzki, Gryfin, Chojnice nad Odrą . 1.26 | 1.35 1.35 

c) pozostałe rejony województwa Szczeciń- 
Sr a hean et ME 1.40 1.40 1,45 


#99 „65 


= 
u1 
[ez] 
va 
= 


8. | Województwo Pomorskie 


eee | 
Í 


— 


„65 
„60 


a 
a 
(©) 
ca 


a) m. Łódź, Zgierz i Pab'anice .60 


pe 
A 
gi 
pon 
= 


b) pozostałe rejony wojew. Łódzkiego „60 


10; | Województwo Poznańskie 
a) tereny Ziem Odzyskanych wojew. Poz- 


a AZ te 1.30 1.30 1.40 
nańskiegoó+ „JU Mont az. 1855 1.55 | 1.65 
11. | Woiewództwo Ofsztyńskie . NA e 
a) m. Olsztyn = . 1.33 | 1.45 1.40 
b) pozostale tereny AE a SIZE l 
skiego w eee ore 1.0.2: 1.26 1.30 1.30 
12. | Województwo Wrocławskie 
a) m. Jelenia Góra, Kamienna Góra, Walbrzych 1.50 (255) 1.50 
b) m. Wroclaw i pozostale tereny wojew. 
Wrocławskiego . l TA 1.40 125 1.45 
lo. | Województwo Śląskie .* . . . . . .. 1.60 IGO 2 1.70 


14. | Województwo Rzeszowskie ; 


-~à 
W 
© 
Í 
= 


„35 .35 


Uwaga: W odniesieniu do przetargów, które się odbyły w okresie 1.IV. — 30.IV. 1947 r. W wy- 
padkach*nasuwaiacych wątpliwości co do podstaw kalkulacji, należy sprawdzić droga 
analizy wysokość kalkulowanej roboc zny, z wyjątkiem ofert zawierających zastrzeże- 
nia, że kalkulacja została przeprowadzona na podstawie stawek układu zbiorowego pra- 
cy obowiązującego do dnia 30.IV.47 r. 


I 
b) m. Poznań i pozostałe rejony wojew. Poz- | | 
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Załącznik Nr 3. 


do zarządzenia Ministra Komunikacii z dnia 
13 marca 1948 r. 
WZÓR 
przeliczenia współczynnika 
dla rewizji cen materałów w wypadku gdy zleceniodawca dostarcza bezpłatnie jeden z głównych 
składników danej pozycii kosztorysu umownego (Na przykiad cement — przy wykonaniu betonów). 

Umowna cena jednostkowa wykonania betonu (o zawartości cementu 300 kg/m” — cement 
dostarcza P.K.P loco budowa bezpłatnie) wynost 1.300 zł/m”. 

W okresie rewizji cen materiałów dła robót wykónanych po 1.X.46 r. (na zasadze umów 
zawartych przed 1 lipca 1946 r.) współczynnik wzrostu kosztów materiałów dla A wynosi 1.26. 
K I 4- Ko. 

1 m 


Ogólna wartość materiałów przed rewizia cen faczn e z cementem: n 


W tym A m= koszt wszystkich materla:6w oprócz cementu jest ceną jednostkową kosz- 
torysu umownego, (1.300 zi) zaoferowana przez flnme w założeniu, że cement potrzebny do robót 
otrzymuje bezpłatnie loco budowa, łącznie z generaliami pozostałych materiałów. W cenę tę są 
również wkalkulowane koszta związane z manipulacją cementu na budowie, a mianowic'e: magazy- 
nowanie, zabezpieczanie i ryzyko stąd pochodzące, oraz przewozy lokalne. Tego rodzaju generalia 
manipulacyjne wynoszą około 8% wartości materiału loco budowa przy robotach budynkowych i 9% 
przy robotach inżynieryjnych (w naszym przykładzie — cementu). 

Pozostała część generalii (to znaczy 25 — 8 = 17% dla robót budowianych lub 29 — 9 = 
20% dla robót inżynierskich), która zawiera finansowan'e, podatek obrotowy, opłaty branżowe, ko- 
szta centrali i zysk firmy, winna być dol czana do wartości cementu dostarczonego przez zlecenio- 


dawcę bezpłatnie i stanowić będzie drugi składnik K Wkalkulowan e w K wspomnianych 


generalii nie może być pom niete za względu na to, że zleceniodawca nie powinien sobie doliczać 
pozycji zysku lub podatku obrotowego od dostarczonych przez siebie materiałów — natom ast mu- 
szą one być wliczone, ze wzgledu na to, że mnożniki zwyżek, podane do korzystania przy rewizji 
cen systemem syntetycznym sa skalkulowane łącznie z pełnymi generaliami do wszystkich materia- 
łów, stanowiących pozycię ceny na materiały danej roboty i wyłączenie jednego ze składników 
tej ceny winno być przeprowadzone łącznie z generialiami, dla otrzymania praw:dtowego wspól- 
czynnika dla pozostałych materiałów. i 
K — koszt dostarczonego przez P.K.P. cementu na m” betonu wraz z generaliami. 


K = (0,300 x 815 zł. 4-4) x 1,17 = (245 + 105) x 1,17 == 410 zł/m” 


W tym 300 kg ilość cementu na m” betonu. 
815 zł — koszt urzędowy 1 t cementu przed zwyżką, 
1800 zł — koszt urzędowy 1 t cementu po zwyżce, 
t = 105 zł/m — móżne koszta transportu zleceniodawcy, 
17% — jest to różnica pomiędzy pełnymi generaliam i częścią generalii wliczoną w cenę jed- 
nostkową umowną, za magazynowanie cementu na budowie. 


1). K, SE, K = 1300 + 410 = 1710 zi/m?, 


Po zaistniałych zwyżkach cen na materiały, to jest od 1.VI. do 30.IX.46 r. dla robót wyko- 
nanych po 1.X.46 r. 


2) K, ARES + k z uwzględnieniem zaistniałej podwyżki w/g usłalonego mnoznika 
1,26 dla robót betonowych. 
: K =K, x 1,26 = 1710x1,26 — 2155 zł/m* 
Si K + zwyżka kosztu cementu - - 410 (1800 — 815) x 0,300 x 1,17 x 0,90 = 410 + 985 x 


c 
x 0,300 x 1,17 x 0,90 = 410 + 311 == 721 zł/m? *). 
3) K ari = K3 Ez Ke = 2155 — 721 == 1434 zł/m” — zrewidowana cena umowna 


4) Zwyżka dla pozostałych materiałów do hetonu wraz z generaliami. 


1434 — 1300 — 134 zł/m? co stanowi około 10% zwyżki do ceny umownei. 
Uwaga *) K' w drugim równaniu równa sie K o ile ti generalia w okresie rewizji sq 
c c 


te same co i przed rewizją w przeciwnym wypadku należy K' obliczyć ponownie. 
c 


0,90 współczynnik stosowany przez Ministerstwo (Odbudowy dla dopłat, kłóry od- 
1-- G dla dopłat 


powiada w przybliżeniu stosunkowi +, , í n -stosowane we wzorach M. K. 
| -F G pełnych 


1,47 
na RISE TE = 0,90 


w N = © 


O a 


> 


Załącznik Nr 4. 


do zarządzenia Ministra Komu- 
nikacji z dnia 13 marca 1948 r. 


ZESTAWIENIE 


wysokości generaliów, jakie należy stosować w różnych przypadkach dla przeprowadzenia analiz 
przy sporządzaniu kosztorysów urzędowych i rewizji cen. 


TABELA 1. 


Generialia obowiązujące od 1.1. do 1.V.47 r 


A. Roboły za- B. Roboty do- C. Generialia 
datkowe (nie- 
Wyszczególnienie robót. sadnicze umow- | przewidziane | dla dopłat przy 
nowe pozaumo- Si 
wne)”) rewizji cen 


ne. | 


Roboc. | Mater. | Roboc. | Mater. | Roboc. | Mater. 


Budynkowe. 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 65% | 25% | 60% | 23% | 47% 12% 
jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . . .| 63% 24% 58% 22% 46% 11% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych 
nie opladajacych 4% pod. obr. (PPRK) . .| 58% | 20% | 54% 18% | 41% 8% 
RARE bt ves OSO U ay ke yo re tao E 11% — — — — 
Instalacyine. 


Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 70% 25% 65% 23% 52% 12% 


jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . . «| 68% è 24% 83% | 22% į 50% | 11% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych 

nie opłacających 4% pod. obr. (PPRK) . .| 63% 20% 58%, 18% | 46% 8% 
Dla rob. wyk. syst.. gospod. . . . . . -| 47% 11% | AL == a 


Drogowo-kolowe. 


Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 76% 26% 64% | 20% 58% 15% 


jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . ~ .| 74% | 25% | 62% | 19% | 56% | 14% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych e 
nie opłacających 4% pod. obr. (PPRK) . -| 69% 21% 57% 15% 52% 10% 
Dla tobi: Way Keys te SO DOU. =. ln «=. ww] 504 ole 12% — = = na 
Mostowe i wodne. 5 | | 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 86% | 29% | 71% 22% | 64% | 16% 
jak wyżej-3% pod. obr. (SPB) .. . . . ..| -.84% 28% 69% | 21% | 62% | 15% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych > | 
nie opłacających 4% bod. obr. (PPRK) . =| 79% | 24% 64% | 17% 57% 11% 
Dlaxtðbr wyktSsYSt „EpsBEdÓ="H"" | (56% 12% — = Tap a 


Uwaga:*) 1) Roboty nieprzewidziane umową ilościowo, ponad 25% kosztorysu umownego (patrz 
Załącznik Nr 2 §9, p.1 i § 11, p. 3 do przepisów Z. 7). 

2) Roboty zwiazane z całością budowy, które przy zawarciu umowy nie były przewi- 

dziane nawet co do rodzaju robót,. (patrz Załącznik Nr 3, $ 5, p. 1 do przepisów Z. 7). 
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T A BLESSA 2: 


— Generalia obowiązujące po 1 maja 1947. 


Roboty 


A. Roboty dodatkowe Ber 
Wyszczególnienie robót zasadnicze (nieprzewi- i, sk: 
p przy rewizji 
umowne dziane nowe 
pozaumowne)”) sen 
| Roboc. | Mater. | Roboc. | Mater. | Roboc. | Mater. Mater. Roboc. | Mater. | Roboc. Naes 
Budynkowe. 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 65% | 25% | 60% | 23% | 474 | 12% 
jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . . .| 63% | 24% | 58% | 22% | 46% | 11% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych 
nie opłacających 4% pod. obr. (PPRK) . .| 58% | 20% | 54% | 18% | 41% 8% 
Dla rob. wyk. syst. gospod. . 5 A | 11% = SR m za, 
Instalacyjne 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 70% | 25% | 65% | 23% | 52% 12% 
jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . . .| 68% | 24% | 63% i 22% | 50% | 11% 
Zmniejszone dla przedsiębiorstw państwowych 
nie oplacajacych 4% pod. obr. (PPRE) . .| 63% 20% | 58% 18% 46% 8% 
Dla rob. wyk. syst. gospod. Sla, 11% — == — — 
Drogowo-kołowe. 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 67% | 26% | 56% | 20% | 50% | 15% 
jak wyżej 3% pod. obr. (SPB) . . . -. ».| 65% 25% 54% 19% „ 48% 14% 
Zinniejszone dla przedsiębiorstw państwowych 
nie opłacających 4% pod. obr. (PPRK) . .| 60% 21% 50% 15% 44% 10% 
Dla tob. wyks syst! gospod.. th) N. ESE: gal 12% — — — — 
Mostowe i wodne. 
Dla firm opłacających 4% podatek obrotowy .| 78% | 29% | 63% | 22% | 57% | 16% 
takwe 8% podobi (SBB) “LO 2 22] | E. 205 | B5 | 
Zmnieiszone dla przedsiębiorstw państwowych | 
nie opłacających 4% pod. obr. (PPRK) . „| 71% | 24% 56% 17% 51% 11% 
Dla robi wyk. syst. .gospòd.-. w so two. l 50% 12% | — 25 =? =» 
; I 
| 


Uwagą:*) 1 1) Roboty nieprzewidziane umową ilościowo, ponad 25% kosztorysu umownego (patrz 
Załącznik Nr 2 $9, p.1 i $ 11, p. 3 do przepisów Z.7). 


2) Roboty nowe związane z całością budowy, które przy zawarciu umowy nie były przewi- 
dziane nawet co do rodzaju robót, (patrz Załącznik Nr3, $ 5, p. 1 do pfzepisów Z. 7). 
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TABELA 3. 


Generalia dla robót wykonywanych po 1.1.48 r. z uwzględnieniem składek na Fundusz Zasilków 


a Rodzinnych. 


ge it B. Roboty C. Generalia 
zasadnicze 

a A dodatkowe dla doptat 
Wyszczególnienie robót umowne 


Roboc. Mater. | Roboc. | Mater. | Roboc. | Mater.. 
A. Budynkowe | | 
a. Dla sporządzania kosztorysów  urzędo- 
wych przy wykonywaniu robót przez 
przedsiębiorstwa SWEN bzy z AD 75 25 70 8. 57 12 
b. Dla robót wykonywanych systemem go- 
spodarczym raz: 50 11 — — — — 
A 
B. Instalacyjne. 
a. Jak wyżej SA la 28 15 23 | C2 aea 
á l |-|- 
C. Drogowo-kołowe | 
Ave AA VV le ri e E 3%. 80 AT n 75 23 61 15 
bo e A a 3a. 54 13 = = = = 
D. Mostowe í wodne | 
aak WRZE. e TL en Lin 90 | 29 80 24 68 16 
DES, yi ME vee” Li 64 14 = [e =S 


Uwagi: 1. Przy robotach prowadzonych na podstawie umów zawartych przed 1 stycznia 1948 r. zle- 
ceniodawcy powinni wpłacać przedsiębiorcom kwoty faktycznie wpłacone na Fund. Zasilk. 
Rodz. do Ubezpieczalni Społecznej według pokwitowań tejże, uwzględniając zniesienie obo- 
wiązku dotychczasowych wpłat 2% na Fundusz Pracy, — względnie według akceptowanego 
przez Ubezpieczalnię wyliczenia się z bezpośrednio wypłaconych zasiłków. 


2. Przy wycenianu kosztorysów urzędowych jako orientacyjnych przy kontroli kosztorysów 
przetargowych, przy powierzaniu robót z wolnej ręki i przy kalkulacji robót dodatkowych 
nałeży stosować gencralia w/g tabeli 3. 


3. Termin stosowania powyższych uwag ustala się: ad 1) — od 1 stycznia 1948 r. ad 2) — 
od 1 lutego 1948 r. . 
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Załącznik Nr 5. 


do zarzadzenia Ministra Komunikacii z dnia 
13 marca 1948 r. 


W z ór 


dla współczynn ka „W“ 


przy zmianach kosztów ceny jednostkowej robocizny lub materiałów oraz przy zmianie wysokości 
generalii, obejmujący wszystkie wypadki tych zmian. 


(1 + Ga) "r - G,) 
È Ta 
gdzie: p — wzrost procentowy kosztów robocizny lub materiałów „netto“ (bez generalii). 


G, — pełne generalia w okresie przed rewizja, 
G, — generalia dla dopłat w okresie przed rewizia, 
G; — pelne generalia w okresie rewizji, 

G, — gener. dla dopłat w okresie rewizji. 


"| przy zmiane i generalii, i kosztów roboc. lub mater. 
W, = W. 


II. W wypadku gdy jest tylko zmiana kosztów robocizny lub materiałów (generalia bez zmian 
G; == G, i G, = G.). 


(1 + G,) + p (1 -+ G,) j (1 Ga) ( procentowa 
PEST - 1 a 460 
W, 1 c: 1 p tab G, 1 t oplata do 


ceny umownej. 


HI. W wypadku gdy są zmienne tylko generalia (oraz dla robót dodatkowych, generala któ- 
rych można podstawić we wzorze zamiast G,). 


M --.6%) + OU 63) 
A 


w, = 


we wszystkich wypadkach cena umowna „U“ mnozona przez „W“ stanowi cene zrewidowana „U,“ 


e =-U SW 
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Załącznik Nr 6. 


do zarzadzenia Ministra Komunikacii z dnia 
13 marca 1948 r. 


W. zwò”riyi. 


dla obliczenia „metodą syntetyczną* dopłat spowodowanych wzrostem kosztów materiałów 
i robocizny. 
Przyjęto: okres pierwszej rewizji cen po I grudnia 1946 r. 
Przyjęto: okres drugiej rewizji cen po Í maja 1947 r. 
dla umowy i oferty z września 1946 r. na roboty inżynierskie wykonywane na teren'e wojewódz- 
twa śląskiego. 


A. Końcowe zestawienie kosztorysu umownego (przykład): 


Wyszczególnienie Materiały (Robocizna Suma 

I. Roboły ziemne 200.000. — 1.400.000. — 1.600.000. — 

ll. Ciesielskie 1.200.000. — 800.000. — 2.000.000. — 

III Betony w masywach 1.400.000. — 3.000.000. — 4.400.000. — 

IV. Konstrukcja żelazna 3.200.000. — 2.800.000. — 6.000.000. — 
A A |-* 14.000.000. — W 

Podział zaliczki (25% sumy kosztorysu) 15% s. koszt. 10% s. koszt. 25% s. koszt. 

suma zaliczki 2.100.000. — 1.400.000. — 3.500.000. — 
Do wysokości zaliczek na materiały i orzanizację robót, wartości materiałów i roboczny 


(wliczając generalia) wnny być przerobione bez dopłat. 


B. Wykonano do 1.XII.46 r. Rachunek przejściowy (przed zmianą cen). 


Pozostała wartość zaliczki, do wysoko- 
ści której materiały winny być prze- 


rabiane bez dopłaty 2.100.000 — 800.000 | = 1.300.000, — 


Wyszczególnienie Maserak Re Robocizna Suma 
l. Roboty ziemne 200 000. — 1 000.000. — 1.200.000. — 
Il. Ciesielskie 200 000. — 100.000. — 300.000. — 
Ill. Betony w masywach 300.000. — 1.000.000. — 1.300.000. — 
IV. Konstrukcja żelazna 100.000. — 100.000. — 200.000. — 
Ra z e m: 800.000. — 2.200.000. — 3.000.000. — 


= ki) 1.300.000. — 


*) Wartość przepracowanei robocizny bez zwyżki przewyższa otrzymaną zaliczkę na or- 
gan zacje robót, — do robocizny wykonywanej w następnym okresie przysługują dopłaty z tytułu 
zwyżki cen. 
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Rachunek przejściowy pierwszy po zmianie cen, mniej ostatni rachunek przed rewizia cen, 


C. Wartość robót, obiętych rewidowanym 


rachunkiem przejściowym, wykonanych po 


1.XIL46 w-g koszt. umownego. 


jr. 


Wyszczególnienie 


I. Roboty ziemne 
Il. Ciesielskie 
III. Betony w masywach 


IV. Konstrukcja żelazna 


Razem 


Reszła zaliczki na materiały nie ule- 
gająca rewizji słanowi nasłępujący pro- 
cenł sumy kosztu materiałów rachunku 


TL 
P= zg 000 059091 


Materiał Robocizna Razem 
= 400.000. — 400.000. — 
600.000. — 1.000.000. — 1.600.000, — 
1.600 000, — 1.400.000. — 3.000.000. — 
2.200.000. — 2.800.000. — 5.000.000. — 
59,091 % | 


D. Przeliczenie tablicy C z uwzglednieniem doptat, spowodowanych rewizia cen. 


Materiaty 


nie zwyż- 

Wyszczególnienie KRET 

sumy ra- 

chunku 

l. + Rob. ziemne .. = 
Dopłaty = 
Il. Ciesielskie ET 
Doptaty = 

ll. Betony w masywach 354,545 
Doptaty = 

IV. Konstr. żel. 945.455 
Dopłały m 

R M2 21 SETI 


Razem: sumy umown. 


Dopłaty 


Ogółem: 


| 1.300.000 | 


Robocizna 


Współ | zwyżkujące | Współ. | Kwoty _ 
dog | apa, | dost | i dogi, | Osslem 
Tabela 3 | ; gopidiy do nich 
do nich | 
= 400.000 | — 400.000 
pa a 0.30 | 120.000 | 120.000 
0.06 a 0.20 a = 
245.455 1.000.000 | 1.600.000 
0.26 63.818 | 0.30 300.000 | 363.818 
654.545 1.400.000 | 3.000.000 
0.09 58.909 | 020 | 240000) 298909 
| 900 000 A 5.000.000 
122.727 660.000 | — 782.127 
| 1.022.727 | | 3460000 | 5.782.727 
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Rachunek przejścowy pierwszy po drugiej zmianie cen mniej ostatni rachunek przed tą rewizią. 


E. Wartość robót obiętych końcowym rachunkiem, w którym cała naleznosé za materiały 
zwyżkuje. Roboty wykonane po 1.V.47 r. 


Wyszczególnienie Materiały | Robocizna | Razem 


|. Roboty ziemne — 


ll. Ciesielskie 1.000 000 700.000 | fd. 700. 000 
Il. Betony w masywach 500.000 1.000.000 1.500.000 
IV. Konstrukcja żelazna 1.500.000 1.300.000 2.800.000 

Razem: | 3 000.000 *) | 3.000.000 m 6.000.000 


Uwaga:*) Cała wartość zaliczki na materiały została pozostawiona bez zwyzek już w poprzednich 
rachunkach. 


F. Przeliczenie tablicy E z uwzględnieniem dopłat, spowodowanych dwoma rewiziami cen. 


Materiały Robocizna 


niezwyż- | Wspót. | zwyżkujące | 


Wyszczególnienie ZUJE y dla Pozostałe Mo an rach. Ogółem 
a 4 doptot | kwoty rach. | czyn. dla |. 
U i dopłaty 
Tabela i dopłaty dopłał darze; 
3i4 _do | nich PRE 
|. Rob. ziemne = — a = | = | = | = 
Dopłaty ae = = = = == 
Il. Ciesielskie — — 1.000.000 —. 700.000 | 1.700.000 
Dopłaty — 0.5052') 505.200 1.044) 728.000 | 1.233 200 
Hl. Bet. w masyw. — 500.000 1.000.000 | 1.500.000 
Dopłaty = 0.7514?) 375.700 1.08%) | 1.080.000 | 1.455.700 
IV. Konstr. zelaz. = 1.500.000 1.300.000 | 2.800.000 
Doptaty = 0.6459*) 968.850 1.045) | 1.352.000 | 2.320.850 
Razem: sumy umowne 3.000.000 3.000,000 | 6.000.000 
dopłały 1.849.750 13.160.000 | 5.009.750 
Ogółe m: | po fas 4.849.750 | |6.160.000 | 11.009.750 
1) 1.06 X 1.42 — 1 = 0.5052 4) 1.20 X 1.710 — t'= 1.04 
2) 1.26 X 1.39 — t= 0.7514 5) 130 X 1.60 — 1 = 1.08 
SIRON 1451,71. 016469 6) 1.20 X 1.70 — 1 = 1.04 


Uwaga:*) Cala wartość zaliczki na materiały została pozostawiona bez zwyżek już w poprzednich 
rachunkach. 


Wzór 2. 


Przykład przeliczenia rewizji cen z uwzględnieniem wyłączenia zaliczki na orga- 
nizację robót (dla dróg kołowych i mostów drogowych). 
Umowa zawarta była na 10.000.000. — zł. (robocizna 3.000.000. — zł. materiały 7.000.000. 
— zł.). Zaliczki udzielono 25% (2.500.000. — zł.) z czego 10% na organizację (1.000.000. — zł.) 
i 15% na materiały (1.500 000. — zł.). 


W pewnym terminie zaistniala podwyżka płac robotniczych, przy czym ustalono podrożenie 
o 45% (współczynnik podrożenia 1,45). 

Rachunek za roboty wykonane po dacie podrożenia robocizny wynosił 1.200.000. — zł 
(roboc. 400.000 zł., mater. 800.000 zł.) przy czym ceny jednostkowe robocizny są już pomno- 
żone przez współcz. 1.45. i 

W rachunkach za roboty, wykonane przed zwyżką płac w rubryce „robocizna“ ogólna kwo- 
ta wynosiła 700.000 zł., a więc nieprzerobiona część zaliczki na organizację stanowi 1.000.000 — 
700.000 300.000 zt. Ta kwota nie podlega zwyzce, co uwzglednia sie jak nastepuje: 


Rozliczenie: 


Wysokosé rachunku: robocizna materiały 
1.200.000 zł. i 400.000 800.000 
Umorzenie części zaliczki na organizację 
robót 10% od 1.200 000 = 120.000 zł. 
Dodałkowe połrącenie z tyłułu wyłączenia 
nieprzerobionej części zaliczki na organi- 


zację 300.000 x 0,45 = 135.000 


Razem potrącenia w dziale robocizna 255.000 
Umorzenie części zaliczki na materiały 
15% od 1.200.000 180.000 
Do wyptaty 145.000 zi. 620.000 zt. 
Razem: 765.000 zt. 


Dalsze dodatkowe potrącenia w rubryce „robocizna“ z tytułu wyłączenia zaliczki na orga- 
nizację nie są dokonywane. 


Rewizie cen małeriałów przeprowadza się sposobem analitycznym 


` 


«dres Redakcji: Ministerstwo Komunikacji ul. Chałubińskiego 4, Departament Organizacyino-Prawny 

(Wydział Organizacyjno-Ustawodawczy). Telefon wew. M. K. Nr 311. 

‘ares Administracji: Administracja Wydawnictw Ministerstwa Komunikacji, ul. Chałubińskiego 4 
Konto czekowe P.K.O. Nr I-658. — Telef. wew. M. K. Nr 337. 


Ada TAA KO AR z "W yje oł dr A T A W i ja A wi |. MR AMD. MN 
Do nabycia w Administracji Wydawnictw M. K., w Składnicach taryfowych D. O. K. P. i C. B. T. R. Z. w Byd- 
goszczy Prenumerałę wpłaca się z góry przed rozpoczęciem kwartału, półrocza lub roku. Reklamacje z powo- 
du nieotrzymania pojedyńczych numerów Dz. Urz. M. K. wnosi się do właściwych urzędów poczłowych, najpóźniej 
“go dnia po otrzymaniu następnego z kolei numeru Dziennika. Reklamacji spóźnionych lub wniesionych w. spo- 
sób niewłaściwy n'e uwzględnia sie. 


K Warunki prenumeraty: Prenumerata wynosi w Kraju: 
wartalnie zł 150, półrocznie 300 zł, rocznie 600 zł. Cena każdego numeru zł 35. e 
a. ce II UGA A A rr IA 


WYDAWNICTWO MINISTERSTWA KOMUNIKACII 
Zakłady Graficzne Ministerstwa Komunikacji w Warszawie, Chałubińskiego Nr 4. 
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